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BERITA ACARA INSPEKSI CHEKLIST PEKERJAAN 


Menindaklanjuti hasil Evaluasi Kinerja : 


Kontraktor 
No. SPK 
Perusahaan 
Perkebunan 
Jumlah 
Tanggal 


: CV.Enggal Jaya 

: 018/SAP-HO/BTL/I11/2018 

: PT.Senabangun Anekapertiwi 

: Muara Mengkudu Estate (MMKE) 
12 Unit 

:6 Agustus 2018 


Sehubungan dengan pengerjan pembangunan Barak 10 Pintu sesuai perincian yang disebutkan 
diatas maka disampaikan berikut ini atas hasil Inspeksi nya : 

1. Secara Keseluruhan pembangunan sudah selesai 10096 dengan diterbitkan Tagihan BAPP Ke 3 
periode 25 Juni 2018, dan saat ini sudah berjalan msa pemeliharaannya. 

2. Untuk Hasil pekerjaan secara teknis masih perlu dilakukan perbaikan dan juga beberapa Item 
Pekerjaan dan Material yang di tercantum didalam Rekap Anggaran Pembangunan (RAP) tidak 
terealisasi secara aktual di Kondisi Fisik Bangunan Barak 10 Pintu tersebut. Maka untuk itu kami 
Instruksikan Kontraktor selaku Pihak ke 2 untuk segera melakukan penyelesaian pekerjaannya yang 
meliputi sebagai berikut perincian Item yang harus di Realisasikan : 


Pengerjaan pasangan konstruksi Kayu Papan untuk Pemakuan nya sebagian spot — spot tidak 
dipaku untuk 2 unit (10 pintu). 

Plesteran & Acian di dalam WC dan di luar WC sebagian tidak dikerjakan untuk 2 unit (10 
pintu). 

Pemasangan Kitchen Zink 1 Lubang untuk 2 unit (20 pintu) tidak ada. 

Pemasangan Seng Polos L 80 cm untuk 2 unit (20 pintu) WC tidak ada. 

Pemasangan MCB A 1 Phase # Box Merk Fuji 2 unit (10 bh) tidak ada. 

Lampu Philips 18, 14, 8 Watt tidak lengkap untuk 2 unit disetiap 20 pintu. 

Solasi Ubibel untuk sambungan Kabel tidak ada (seharusnya dipasang T DOS) baru di 
Solasi. 

Kabel NYM 3x2,5mm x 100m untuk Instalasi Listrik di 2 unit (20 pintu) sebagian belum 
dipasang. 

Stop Kontak, Saklar Ganda, Saklar Tunggal, Klam Kabel 10 mm untuk 2 unit (20 pintu) 
sebagian tidak ada. 

Pengecatan Dinding Kayu Papan, Jendela, Pintu, Listplank tidak maksimal spot — spot 
sebagian hasilnya masif (tipis / kurang). 


Demikain Berita Acara ini dibuat dan agar dijadikan Pedoman sesuai pernyataan diatas, 
dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Dibuat Oleh, 


Tito Reista 
Asst Infra 


Diterima Oleh, Diperiksa Oleh, Diketahui Oleh, 
Win Cahyo Paesan Suharno 
CV.Enggal Jaya Estate Manager Div Head Infrastruktur 


Tanggapan CV.Enggal Jaya : 


